 H O T A R Â R E privind aprobarea documentatiei de atribuire si numirea comisiei de evaluare si negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari suplimentare la obiectivul "Întretinere si reparatii drumuri judetene - covoare asfaltice" Consiliul Judetean Ialomita, Având în vedere: - Expunerea de motive nr 7605 din 05 10 2007 a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita; Examinând: - Adresa nr 7182 din 19 09 2007 al Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice; - Raportul nr 7447 din 01 10 2007 al Directiei Achizitii si Patrimoniu; - Raportul nr 7690 din 08 10 2007 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultura si dezvoltare regionala; - Raportul nr 7697 din 08 10 2007 al Comisiei economico-financiara, protectia mediului si turism; În conformitate cu: - prevederile art 22 si 44 din Ordonanta de Guvern nr 43/ 1997, privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Hotarârii de Guvern nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; - prevederile art 125 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata; În temeiul art 97 alin (1) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, H O T A R A S T E : Art 1 (1) Se aproba documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari suplimentare la obiectivul " Întretinere si reparatii curente drumuri judetene - covoare asfaltice", prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre (2) Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari suplimentare la obiectivul "Întretinere si reparatii curente drumuri judetene - covoare asfaltice", este "negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare" (3) Criteriul de atribuire a contractului este în mod exclusiv "pretul cel mai scazut" rezultat în urma negocierii Art 2 (1) Se numeste comisia pentru evaluarea si negocierea ofertei în urmatoarea componenta: Presedinte: - Vâlcan Cezar Gheorghe - director executiv - Directia Achizitii si Patrimoniu; Membrii: - Martin Gheorghe - referent de specialitate - Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice; - Batrînu Rodica - inspector - Directia Achizitii si Patrimoniu; - Andreescu Sorin - consilier - Directia Achizitii si Patrimoniu; - Bordei Madalina - consilier - Directia Achizitii si Patrimoniu; Membrii de rezerva: - Preda Mirela - consilier juridic - Directia Achizitii si Patrimoniu; - Hristescu Marius - referent - Directia Achizitii si Patrimoniu; (2) Comisia prevazuta la alin (1) îndeplineste urmatoarele atributii: - deschide oferta si alte documente care însotesc oferta; - verifica propunerile tehnice prezentate de ofertant, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din documentatia descriptiva; - verifica propunerea financiara prezentata de ofertant, din punctul de vedere al încadrarii în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si daca este cazul, din punctul de vedere al încadrarii acestuia în situatia prevazuta la art 202 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 34/2006 modificata si completata; - stabileste daca oferta este inacceptabila sau neconforma si motivele care stau la baza încadrarii ofertei în aceasta categorie; - stabileste daca oferta este admisibila; - realizeaza negocierea cu operatorul economic; - aplica criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevazut în documentatia de atribuire ; - în cazuri justificate conform prevederilor art 209 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 34/2006, modificata si completata, elaboreaza propuneri de anulare a procedurii de atribuire; - elaboreaza raportul procedurii de atribuire astfel cum acesta este prevazut la art 213 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 34/2006, modificata si completata; Art 3 Prezenta hotarâre va fi adusa la îndeplinire de Directia Achizitii si Patrimoniu si va fi comunicata persoanelor nominalizate la art 2 alin( 1) prin grija secretarului judetului Ialomita PRESEDINTE, Contrasemneaza Vasile Silvian CIUPERCA Secretarul Judetului Constantin STOENESCU Documentatia se poate studia la Consiliul Judetean Ialomita Nr 56 Adoptata la Slobozia Astazi 10 10 2007 